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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 133 

8 Μαρτίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Αριθμ. 12308 

1. Ο Δήμος Βέροιας Νομού Ημαθίας, διακηρύσσει την 
με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ου ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ 2ου ΓΕΛ ΣΤΟ Ο.Τ. 631 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ με συνολικό προϋπολογισμό 10.350.000,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Το σύνολο του έργου ανήκει στην κατηγορία των 
οικοδομικών έργων και συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό 
6.661.572,33 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα, απολογιστικά), 

β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολο¬ 
γισμό 1.515.947,36 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., και 
απρόβλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον Δήμο Βέροιας 
στα γραφεία της οδού Βικέλα 4 3ος όροφος (Τ.Κ. 59100 
ΒΕΡΟΙΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρε¬ 
σίας Βικέλα 4 3ος όροφος Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ, μέχρι τις 
24/04/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (πρώην 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) υπόδειγμα τύπου Α. 

3. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 23313-50587 & 23313- 
50500,565 ΡΑΧ επικοινωνίας 23310-21777, αρμόδιοι υπάλ¬ 
ληλοι για επικοινωνία Ε. Γκαβανάς ή Μ. Ιωαννίδης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/04/2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Η οικονομική προσφορά των δι- 
αγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) 

5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης: 


21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ,Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη (ανεξαρτή¬ 
τως νομού έδρας), και στην 6η τάξη εντός Νομού για 
έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 3η τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών σύμφωνα 
με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου εφ’ όσον ανήκουν στην 4η, 5η ανεξαρτήτως νομού 
έδρας και 6η εντός νομού του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 3η, και 4η τάξη ανεξαρτήτως 
Νομού έδρας, για έργα κατηγορίας Η/Μ, υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 
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21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εκατόν εξήντα 
τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα και τριάντα εννέα 
ευρώ (163.550,39€) και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7. Περιγραφή αντικειμένου: 

Η μελέτη αφορά στην ανέγερση κτιρίου Γυμνασίου 
και Λυκείου, δυναμικότητας 360 μαθητών για κάθε σχο¬ 
λείο και συντάχθηκε με βάση προδιαγραφές και κτιρι- 
ολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (87980/ 
ΣΤ 1/1-8-2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων). Το οικόπεδο είναι άρτιο 
και οικοδομήσιμο και καταλαμβάνει το σύνολο του οι¬ 
κοδομικού τετραγώνου 631, έχει δε συνολική επιφάνεια 
5.304,24 τ.μ. Περιβάλλεται από τις οδούς, βόρεια Γιάννη 
Ρίτσου, νότια Γλύπτη Ευάνδρου, ανατολικά, Στρατηγού 
Χάνδρηνου και δυτικά την οδό Ρωμανίας. 

Οι λειτουργίες του σχολείου αναπτύσσονται κυρίως 
σε δύο ορόφους, στον Ιο όροφο και στον 2ο όροφο, οι 
οποίοι στεγάζουν και τις κύριες διδακτικές λειτουργίες 
του κτιρίου. Στο υπόγειο το οποίο είναι στο περίγραμμα 
του κτιρίου βρίσκονται βοηθητικοί χώροι του κτιρίου. 

Το κτίριο διαιρείται σε τρία τμήματα με κατασκευ¬ 
αστικούς αρμούς, τα οποία τα ονομάζουμε κτίριο Α, Β 
και Γ. Στο ισόγειο στο κτίριο Α βρίσκονται οι διοικητικοί 
χώροι του γυμνασίου, οι τουαλέτες των μαθητών, αμέα 
και προσωπικού καθώς και δυο αίθουσες διδασκαλίας 
στο κτίριο Β βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσε¬ 
ων και η βιβλιοθήκη που είναι κοινοί χώροι και για τα 
δυο σχολεία καθώς και κάποιοι διοικητικοί χώροι του 
λυκείου και στο κτίριο Γ διοικητικοί χώροι του λυκείου, 
τουαλέτες μαθητών προσωπικού και αμέα, καθώς και 
δυο αίθουσες διδασκαλίας. Το Α και Β κτίριο καλύπτο¬ 
νται από τετράκλινη στέγη με κλίση 22% περίπου. 

8. Διάρκεια εκτέλεσης έργου: 24 μήνες 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012 ΕΠ 00880173 
είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
2007-2013 συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α, και υπό- 
κειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρ¬ 
θρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137Α/24-8-93) 
και της 0,10 % του Ν. 4013/11. 

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή στον Ανάδοχο. 

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσι¬ 
ών του Δήμου Βέροιας επί της οδού Βικέλα 4 (Τ.Κ. 59100 


ΒΕΡΟΙΑ), τηλ: 23313-50588/23313-50500, φαξ: 23310-21777, 
θ-πιαίΙ: 93ν3Π35@νθΐΊ3.9Γ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν μια σειρά των Τευχών Δημοπράτησης 
μέχρι και την 24/04/2013 με καταβολή αντιτίμου για 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους ύψους σαράντα (40) 
Ευρώ στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 (Τ.Κ. 
591 00 ΒΕΡΟΙΑ). 

11. Η προκήρυξη του υπόψη έργου, απεστάλη για δη¬ 
μοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 6/03/2013. 

Βέροια, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 


Αριθμ. 995 

Ο Δήμος Σητείας διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό 
με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου: 

Προμήθεια υλικών και δράσεις ενημέρωσης και προ¬ 
στασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων 
υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός 
περιοχών ΝΑΤΨΒΑ 2000 (α: Προμήθεια ξυλείας για κα¬ 
τασκευή Ξύλινης επιλεκτικής περίφραξης και τοποθέ¬ 
τησης της, β) Προμήθεια Ξύλινης τοξωτής γέφυρας) με 
προϋπολογισμό 69.052,20 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικό τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Σητείας στη Σητεία, Τ.Κ. 72300, τηλ. 2843341304. 

Πληροφορίες παρέχονται στο Τεχνικό Τμήμα του 
Δήμου Σητείας (τηλ. 2843341304), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης, η αναλυτική διακήρυξη είναι 
αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας στη 
δ/νση ήίίρ://\Λ/\Λ/\Λ/.δΙΙί3.9Γ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Σητείας την 10/04/2013, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά 
σε ένα ή σε περισσότερα πακέτα των προς προμήθεια 
ειδών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α)Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές 

β) Νομικά πρόσωπο ημεδαπά και αλλοδαπά 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής το ποσά της οποίας ανέρ¬ 
χεται στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Η εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Σητείας και να ισχύει τουλάχι¬ 
στον για 150 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
120 ημέρες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του 
ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. 

Σητεία, 4 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Αριθμ. 9073/04.03.2013 

Ο Δήμος Παγγαίου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 
για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡ¬ 
ΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 
4.022.100,00 € συμπεριλαμβανομένων Αναθεωρήσεων και 
του Φ.Π.Α. σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με την «ανοι¬ 
χτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του 
Ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο 
Συνοχής - Εθνικοί Πόροι) ΑΡ. ΕΝΑΡ. 2011ΣΕ07580059 της 
ΣΑΕ 0758 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Νικήσιανης Δήμου 
Παγγαίου. Η εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 8.000 
κατοίκων και θα εξυπηρετεί και 3 όμορα δημοτικά δια¬ 
μερίσματα. Τα λύματα θα οδηγούνται στην ΕΕΑ μέσω 
του προβλεπόμενου εξωτερικού δικτύου μεταφοράς 
Νικήσιανης-Γεωργιανής - Αγ. Χριστοφόρου, Παλαιοχω- 
ρίου και Αντιφιλίππων. 

Η εγκατάσταση θα γίνει στο αριθμ. 829 τεμάχιο του 
αναδασμού Παλαιοχωρίου έκτασης 13077 τ.μ. Τα λύματα 
θα οδηγούνται στην ΕΕΑ με κλειστούς αγωγούς και 
μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα καταλήγουν στην 
παρακείμενη αποστραγγιστική Τάφρο Τ5, στη συνέχεια 
στην κεντρική αποστραγγιστική τάφρο από όπου θα 
καταλήγει στο σύστημα ποταμών Αγγίτη - Στρυμόνα, 
σύμφωνα με τους όρους διάθεσης επεξεργασμένων λυ¬ 
μάτων που εξέδωσε ο Νομάρχης Καβάλας (αρ. πρωτ. 
13/3419/23-6-2009). 

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει: 

• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης 
Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης 
και έρευνας, 

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 

• την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρο- 
λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 

• την θέση σε αποδοτική λειτουργία και 

• την δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον 
Ανάδοχο 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 
περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την 
ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λει¬ 
τουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει 
μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3669/08. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3669/08, τους όρους της διακήρυξης και 
όλη την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους, που ισχύουν 
σήμερα. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30 του μηνός Απριλίου του 
έτους 2013 ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Παγ- 
γαίου, οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α, από αρμόδια 
επιτροπή. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφό¬ 
σον συντρέξει περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να 
λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' 
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούμενη φορά εφόσον είναι δυνατή η τήρηση 
της προθεσμίας της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη 
των απαραίτητων τευχών της δημοπρασίας πέντε του¬ 
λάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του 
διαγωνισμού (η ημέρα αυτή δεν προσμετράται). 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 25.04.2013 με την καταβολή του ποσού των 
100,00 Ευρώ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλεια του την αναπαραγωγή. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 

Εκτός Νομού: εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 2η ή 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1η ή 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟ: εφόσον 
ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ, 2η, 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 1η, 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 2η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) και 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων, που γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό, πρέπει 
να συμπράξουν με κατάλληλα μελετητικά γραφεία. Για 
τη σύμπραξη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από 
τα πιο κάτω σχήματα: 

α. Ελληνικά Μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με¬ 
λετητικών γραφείων) με πτυχίο Β' και άνω τάξης στην 
κατηγορία 13 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», Γ και 
άνω τάξης για την κατηγορία 09 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟ¬ 
ΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ», Β' και 
άνω τάξης για την κατηγορία 18 «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ» και Β' και άνω τάξης για την κατηγορία 08 
«ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ». 
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β. Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών της 
Ε.Ε. κλπ.), με έδρα εντός της Ε.Ε. που διαθέτουν μελετη¬ 
τικό δυναμικό, θα πρέπει να προσκομιστούν βεβαιώσεις 
ότι το μελετητικό αυτό δυναμικό είναι εγγεγραμμένο 
στα αντίστοιχα μητρώα του κράτους μέλους (αν υπάρ¬ 
χουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισο¬ 
δύναμη εμπειρία. Διευκρινίζεται ότι για την αντιστοιχία 
αυτή ότι: 

- Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον 
τετραετίας 

- Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι¬ 
στον οκταετίας 

- Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά¬ 
χιστον δωδεκαετίας 

γ. Εάν ο Αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) 
διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα 
πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει 
αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την 
συμπλήρωση των προσόντων αυτών. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε δεκαέξι (16) μήνες, (περιλαμβανομένης και της δοκι¬ 
μαστικής λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο) και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι 
αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και εξήντα επτά ΕΥΡΩ και 
σαράντα πέντε λεπτών (64.067,45 €) (2% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
χωρίς ΦΠΑ), πρέπει να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα 
Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον έντεκα (11) μηνών 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των 
επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μή¬ 
νες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου. 

Ελευθερούπολη, 4 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

Αριθμ. 982/4-3-2013 

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία: «ΑΠΟΚΟΜΙ¬ 
ΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 116.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 16%). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά 


και νομικά πρόσωπα. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το Ν. 3463/2006 και τη 
διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται 
στο ποσό των 2.000,00 Ευρώ, δηλ. 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού του Δήμου Σίφνου στις 26/03/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη) έως 11:00 π.μ. (λήξη) πα¬ 
ραλαβής των προσφορών, στο κτίριο του Δήμου Σίφνου 
(πρώην ξενώνας), Απολλωνία Σίφνου. Πληροφορίες καθώς 
και έντυπα προσφοράς δίνονται τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου 
(Απολλωνία Σίφνου, τηλ. πληρ. 2284360326). 

Σίφνος, 4 Μαρτίου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Αριθμ. 8226 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ότι την 2η Απριλίου 
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παρά¬ 
δοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές που θα 
υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών του άρθρου 4 
παράγραφος (β) του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ» του Δήμου Σπάρ¬ 
της, προϋπολογισμού εργασιών 262.000,00 ΕΥΡΩ (με 
αναθεώρηση, άσφαλτο και Φ.Π.Α.) και δημοπρατούμενες 
εργασίες 210.379,43 ΕΥΡΩ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 και των συναφών υπουργικών αποφάσεων 
ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύουν σήμερα. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη 
Μαγούλα Λακωνίας (Τ.Κ. 23 100). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί των δημο- 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλ το ποσό των 
4.227,60 ΕΥΡΩ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η ε.ν. τάξη για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12 % (δώδε¬ 
κα τοις εκατό). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων - ΔΕΠΙΝ 2007- 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμου Σπάρτης (Μαγούλα, ΤΚ 
23 100) μέχρι και την 28η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Β'. 

Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, και στα τηλ. 27313-61115 και 27313-61117. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι Χριστοφίλη Παπαδάκου και 
Βαρζακάκου Μαρία. 

Σπάρτη, 6 Μαρτίου 2013 
Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προ¬ 
κηρύσσει την παρακάτω Διαγωνιστική διαδικασία Δι¬ 
απραγμάτευσης, που θα γίνει στα Γραφεία του (Βασ. 


Σοφίας 114 - Αθήνα) με κατάθεση γραπτών και σφραγι¬ 
σμένων προσφορών και με σύντμηση προθεσμιών λόγω 
του επείγοντος, την 22/03/2013 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ. για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής 
Υπηρεσιών Ασφάλειας των χώρων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες, με 
δικαίωμα μονομερούς παράτασης αυτής για τρεις (3) 
επιπλέον μήνες, κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου χου Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 124.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Φ57/2013 Διαπραγμάτευση). 

Η ανάδοχος εταιρεία, που θα προκύψει από την ανω¬ 
τέρω διαγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τη 
σύναψη και υπογραφή σχετικής σύμβασης διάρκειας έξι 
(6) μηνών, δυνάμενη ως άνω να παραταθεί για τρεις 
(3) επιπλέον μήνες με τους ίδιους οικονομικούς και τε¬ 
χνικούς όρους της κύριας σύμβασης, θα παράσχει τις 
συμβατικές υπηρεσίες της έως και την ανάδειξη νέου 
αναδόχου από τον Ενιαίο Διαγωνισμό που διενεργείται 
με φορέα εκτέλεσης το Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕ- 
ΛΟΥ» στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. 2011. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 
π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα τηλ. 213 2083715 
και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου νννννν.Ιιίρροοί'δίίο.ςιΐ' 
στον σύνδεσμο «Διαγωνισμό ί-Διαπραγματεύσεις». 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Αριθμ. 8237 

Ο Δήμος Σπάρτης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του υποέργου 
«Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων» του 
έργου: Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μολάων 
Λακωνίας, προϋπολογισμού 6.273.000 ΕΥΡΩ, συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης. Το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» του άρθρου 6 του ν.3669/2008. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το έργο αφορά την κατασκευή των δικτύων απο¬ 
χέτευσης το οποίο θα καλύπτει τον οικισμό Μολάων. 

Ο οικισμός Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς του 
Ν. Λακωνίας έχει πληθυσμό αιχμής σήμερα περίπου 
3.021 κατοίκους και σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
πρέπει να διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης (ΔΑ). Με το 
παρόν έργο θα κατασκευαστεί το ΔΑ που θα εξυπηρε¬ 
τεί τον οικισμό Μολάων. Συγκεκριμένα το έργο αφορά 
την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης το οποίο θα 
καλύπτει τον οικισμό Μολάων και από ποσοτική άποψη 
συντίθεται από 28.200 μ. περίπου σωλήνων αποχέτευ¬ 
σης και συγκεκριμένα: 

α) Θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο βαρύτητας 
συνολικού μήκους 21.700 πι. 

Το δίκτυο βαρύτητας αποτελείται από 16.600 πι αγω¬ 
γούς διαμέτρου Φ200, από 3.500 πι διαμέτρου Φ250, 
από 1.000 πι διαμέτρου Φ315 και 600 πι διαμέτρου Φ400, 
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όλοι διπλού δομημένου τοιχώματος υψηλής πυκνότητας 
(ΗϋΡΕ). 

β) Δύο καταθλιπτικοί αγωγοί ΚΙ και Κ2 συνολικού μή¬ 
κους 6.450 πι από τα οποία τα 1.800 πι είναι ΗϋΡΕ 200/10 
αίπι και τα υπόλοιπα 4.650 πι είναι ΗϋΡΕ 225/10 3ίπι 

γ) Δομικό τμήμα και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
δύο (2) αντλιοστασίων Α/Σ Α1 και Α2 

3. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών. 

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 

3.639.706,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολο¬ 
γισμό 1.451.301,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στις 5.091.008,54 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Σπάρτης μέχρι τις 24/4/2013, ημέρα Τέταρτη Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2731361110-27313 61118, 
Ραχ επικοινωνίας 2731089158, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ανδρέας Καλαβρυτινός. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται εντός της 
προθεσμίας που αναφέρει το άρθρο 2 παρ 2.1 της δια¬ 
κήρυξης ήτοι εντός έξη (6) ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης χορήγησης. Το αριθμημένο έντυ¬ 
πο οικονομικής προσφοράς θα δίνεται μετά από αίτηση, 
από το γραφείο της γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (Μαγούλα) και θα αφορά 
τον ενδιαφερόμενο, στου οποίου το όνομα έχει κατατεθεί 
η αίτηση, και είναι όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε 
περίπτωση που τα τεύχη ζητηθούν από ιδιωτική εταιρία 
μεταφοράς αλληλογραφίας, ή από πρόσωπο εκτός του 
νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, υποχρεούνται να 
έχουν μαζί τους εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από την 
ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/4/2013 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (χρόνος λήξης υποβολής 
προσφορών...). Τ ο σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του 
ν. 3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

5. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

- Ανεξαρτήτως νομού εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η 
ή 5η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και 2η ή 3η 
ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας Η-Μ. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των εκατόν μία χιλιάδες οκτα¬ 
κόσιων είκοσι ευρώ και δέκα επτά λεπτά (101.820,17€), 
που θα παρέχεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 με ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών 
από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των 
επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς Δήμο 
Σπάρτης και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου δέκα τρεις (13) μήνες. 

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνο¬ 

χής, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007- 
2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣ¬ 
ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» - Θεματική 
Προτεραιότητα: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» (αριθ¬ 
μό εγγραφής., ΜΙ3 349385, η υπ’ αριθμ. 121652/16- 

07-2012 απόφαση ένταξης). Υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 
2166/93 (ΦΕΚ137 Α/24-8-93) Προβλέπεται η δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης. 

10. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 6/3/2013.) 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
τελευταίο μειοδότη. 

Σπάρτη 6 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 
προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό 
με το σύστημα Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανά¬ 
θεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Ο. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 
1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ X. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση 
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δη¬ 
μοσίων έργων (Κ.Δ.Ε.), καθώς και την λοιπή νομοθεσία 
περί δημοσίων έργων, 

2. Το αντικείμενο του έργου αφορά: 

1. Εκβολή στο χ.Σαρανταπόταμο με την κατασκευή 
ανοικτής ορθογωνικής διατομής 19,00*3,50μ. μήκους - 
50,Ομ. 

2. Κατασκευή αγωγού (εκτροπής) κάτω από τη Ν.Ε. οδό 
Αθηνών-Κορίνθου και των γραμμών του Ο.Σ.Ε. με κλειστή 
τετράδυμη ορθογωνική διατομή διαστάσεων 4*4,00*3,50 
με τρεις σειρές πασσαλοστοιχίες Φ0,80/1,20μ. και εν¬ 
διάμεσα καθοδηγητικά τοιχία σε συνολικό μήκος ~116μ. 
(μαζί με τα έργα συναρμογής). 

3. Κλειστή τετράδημη ορθογωνική διατομής 4*4,00*3,50 
με μία σειρά πασσαλοστοιχίων Φ0,80/2,00μ. σε συνολικό 
μήκος περίπου 104,0μ. (μαζί με τα έργα συναρμογής). 

4. Κλειστή ορθογωνική διατομή δίδυμη διαστάσεων 
2*7,00*3,50 με μία σειρά πασσαλοστοιχίες Φ0,80/2,00 
σε συνολικό μήκος περίπου 185,Ομ. 

5. Ανοικτή ορθογωνική διατομή διαστάσεων 12,00*3,50 
σε μήκος περίπου 555,Ομ. 

6. Ανοικτή τραπεζοειδής διατομή επενδεδυμένη με 
συρματοκιβώτια πλάτους πυθμένα 8,0μ. και ύψους 3,5μ., 
κλίση πρανών 1:1,25 σε συνολικό μήκος περίπου 390,Ομ. 

7. Καθορισμός της κοίτης του χ. Σαρανταποτάμου από 
εκβολή στη θάλασσα μέχρι το έργο εκβολής (εκτροπή) 
του ρ. Αγ. Ιωάννη σε συνολικό μήκος 850μ. στην κατα¬ 
σκευή των αγωγών του εσωτερικού δικτύου αποχέτευ¬ 
σης όμβριων σε περιοχές του ΟΤΑ Κηφισιάς, που αντι¬ 
μετωπίζουν προβλήματα λόγω πλημμύρων καθώς και 
των συλλεκτήρων (αποδεκτών) των παραπάνω αγωγών. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 12.800.000,00 Ευρώ και ανα¬ 
λύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 7.791.639,00 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)18% 
1.402.495,02 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 827.472,06 Ευρώ που 
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 57 
παρ. 3 Ν. 3669/08, 

Αναθεώρηση 384.897,98 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2.393.495,93 Ευρώ 

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/08. 

5. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο, 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για 
δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα 
έξοδα εκκίνησης του έργου και 10% αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανη¬ 
μάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08. 


6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 5η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ανεξαρτήτως έδρας), ή 6η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (με έδρα εντός Νομού) 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 4η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Λ. 
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, μέχρι και την 24/04/2013. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας της 
Δ.Τ.Ε. 2132065313, ΓΑΧ επικοινωνίας 2106984020. 

8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/4/2013 ημέρα 
Τρίτη, και ώρα 10:00. στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, 
Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41 -Αθήνα, από αρμόδια επι¬ 
τροπή. 
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9. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι για στρογγύλευση στο ποσό των 200.432,12 
ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριθ. 
ενάρ. έργου κωδ. ΠΔΕ2012ΕΠ08580073) και από Εθνικούς 
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω 
ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24-8-93). 

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 


Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθε¬ 
σμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ε.Ε την 01/03/2013. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
-♦- 

Ο) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στη με αριθμό 427 διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/τ.ΔΔΣ/1.3.2013, στη σελίδα 
788, γίνονται οι εξής διορθώσεις: 

Α) Συμπληρώνεται ο τίτλος του φορέα ως εξής: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

Β) Από το εσφαλμένο: «Αρχαίων» 

Στο ορθό: «Αρταίων» 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













